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CHAPITRE V 

ORGANISATION DE LA CONSTRUCTION 
I- Imperatif de la construction 

« Construire vite, bien et economiquement» 

Construire vfte etbien . depend essentiellement de : 

o la connaissance approfondie des materiaux et de leur mise en ceuvre ; 
o la qualite de la main d’ceuvre ; 
o I’etude du projet 

o I'organisation du chanter pour eviter les deteriortions, les refections ou les 
retouches. 


Economiquement : 

Deux facteurs sont a considerer: 

□ la rapidity demand^e par le promoteur est souvent une question de 
rendement finanacier, c’est un facteur deconomie : ceci imploique une 
etude poussee du projet et des moyens mecaniques importants. 

□ Peconomie depend naturellement de I’organisation du chantier. Ctte 
organisation doit permettre : 

■ un deroulement normal de la construction en 
diminuant les pertes de temps par une reduction des manipulations 
etdes circulations 

■ la synchronsation des entreprises ; 

■ I’implantation judicieuse des installations ; 

■ I’ordre et I proprete et par relation Passurance d’une 
securite accrue. 

Connaissances technologiques 

implique une etude generale des caracteristiques des materiaux (physique, 
et mecaniques); quit doit etre realisee par un laboratoire d’essais et des etudes 


Etude du projet 

II sera execute par le bureau propre de Pentreprise ou par un bureau d’etude prive. 

IV- Planning 


II- 

Ceci 

chimique 

agrees. 

III- 


Planning de 1‘entreprise et planning du maitre d'ceuvre sont a confronter et a 
valider. 
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V- Ouverture du chantier 

VI- Organisation administrative 

En marge des problemes de realisation, un certain nombre d'activite sont imposees au 
sein du chantier: 

- embauche et pointage ; 

relations chantier-entreprise-maTtre d’ceuvre ; 

- commande des materiaux ; 

- questions sociales, sanitaires et de securite. 

Selon l imortance du chantier, ona : 


Categorie du 
chantier 

Responsables 

Fonction 

Petit 

Contremaftre 

Etfectue toutes les activites citees ci-dessus en 
plus de la responsabilitG du chantier 

Gros 

Pointeur 

Embauche et le pointaqe 

Comptable 

Comptabilite 

Commis 

Relations et liaiasons 

Maqasiniers 

Approvisionnements et sorties 

Deleque de travail 

Questions sociales 

Infirmier 

sanitaire 

...etc 
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Etudes Preliminaires 
Avant Projet 
Administration pour 
accord prelable 


Maitre d'oeuvre 


Projet et details 
Projet detaiile dexecution 



Mise en concurrence des 
Entreprises 

Etude administrative te 
techniques et financieres 
des off res 


Soumissions 
Appel d'Offre 


Les Devis 
Descriptif 
Avant-metre 
Quantitatif 
Estimatif 


Marches 


Organisation des 
installations 


Ouverture du 
Chantier 


Planning par 
corps d'etat 



Entreprise 

directrice 


Services sociaux 
et personnels 


Liaiason Entreprise- 
Maitre d'oeuvre 


hebdomadaire 
ddu chantier 


Carnet de chantier 
Planning 
Coordination 
Modifications 


Attachements 
Decompte provsoire 
ou definitif 
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CHAPITRE VI 

SURVEILLANCE DE L’ENTREPRISE 
I- Role du surveillant 

1. Fonctions et pouvoirs 

- Surveiller les travaux, 6prouver, examiner les materiaux et la quality d’ex6cution ; 
Ne peut pas relever I’entrepreneur d’aucune de ses obligations contradictoires ; 

- Ne peut pas ordonner une quelconque modification aux ouvrages a executer. 

Neamoins, I’ingenieur/technicien peut a tout moment deleguer par ecrit a son 
representant une partie queloconque de ses pouvoirs et doit parvenir a (entrepreneur. 
Malgre, I’ingenieur/technicien peut refuser ou odonner la demolition dun ouvrage ou 
materiau accepts par le surveillant. 

En cas de disaccord avec le representant de Pingenieur, (’entrepreneur a le droit d’en 
a Pingenieur/technicien qui pourra confirmer, infirmer ou modifier toute decision. 

2. Implantation 

- Rep6rage et v6rification des points et niveaux de base avant I’arriv6e de 
I'entreprise ; 

o En presence de I’entrepreneur. ou de son representant accredits, le 
surveillant devra indiquer Pemplacement des reperes de base ; 
o Etablisement d’un proces-verbal, contre-signe par ( entrepreneur de la 
pise en charge des reperes de base par I’entreprise : 
o Implantation des ouvrages par I’entreprise a partir des points de base, 
sous le controle du surveillant. 

o Etablissement par le surveillant dun proces-verbal ontradictoire de 
piquetage; 

o L entrepreneur est neamoins responsable de la bonne implantation des 
niveaux, alignements et dimensions des ouvrages. En cas d’erreur, 
Pentrepreneur les rectifie sous sa charge. ; 

3. Controle des materiaux 

- Les materiaux seront soumis aux controles du surveillant aussi bien sur les lieux 
d extraction ou de production que sur chantier. 

Le surveillant a un pouvoir d'ordonner par ecrit: 

le refus et I’enlevement du chantier, dans un delai present, de tous materiaux non 
conformes aux prescripts techniques ; 

- le remplacement de ces materiaux par d’autres convenables et appropries. 

4. Controle des ouvrages 

- Contrdler I’excteution de chaque execution d’ouvrages et veiller & £tre conformes 
aux regie d’art; 

Inspecter les fondations avant toute mise en ceuvre douvrage ; 

- Proceder aux metres des ouvrages. surtout des ouvrages caches, dument signes 
contradictoirement avec I’entreprise ; 
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5. Demarrage des travaux 

Avant le commencement de chaque operation , le surveillant doit s’assurer : 

que I’enrepreneur a bien regu I’ordre de service et I’ordre de demarrage des 
travaux de I’ingenieur/technicien ; 

que les plans et dessins ont bien ete acceptes et signes par I’ingenieur 
responsable ; 

- que le planning des travaux, proposes par I’entrepreneur, a 6t6 accord^ par 
I'ingenieurytechnicien ; 

- que tous les engagements, prevu par le Cahier des Charges, ont ete remplis par 
I'entreprenuer; 

que les moyens materiels et humains dont dispose I’entreprenneur sont capable 
de vaincre le bon deroulment des travaux. 

6. Planning des travaux 

- Controler I’avancement des travaux et le comparer au planning avance par 
lentrepreneur; 

Relever les problemes poses au deroulement des travaux. 

7. Le deroulement des travaux 

Tenir un cahier journal du chantier relevant les travaux effectues journalierement 
et les defaillaces de I’enreprise et peut etre consultes a tout moment par 
l entrepreneur; 

On mentionne chaque jour: 

■ Effectif du personnel; 

■ Mouvement et etat du materiel; 

■ Stock des materaiux et carburants ; 

■ Pannes importantes du materiel; 

■ Arrets du chantier et causes ; 

■ Accidents; 

■ Visistes importantes ; 

■ Etat d’avancement des travaux ; 

■ Metres journaliers. 

II- Livres de chantier 

1- Cahier journal de chantier (Voir pararaphe 1.7) 

2- Cahier de chantier ou de proces verbaux (voir annexe n° ...) 

C’est un cahier triplacata a feuilles numerotees, tenu par le surveillant, ou sont 
enregistres toutes anomalies et defaillances constatees sur chantier, recommandations et 
tou attachements (piquetage, reception des fouilles, des parties d ouvrages,...) 

III- Pieces a dm ini strati ves 

1- Carnet d’attachement (voir annexe n° ...) 

C’est un carnet ou reapparait les metres pris contradictoirement avec le representant 
de I'entreprise et reflete les travaux executes et I’avancement physique et financier du 
marche. Sur sa base s’etablit le decompte provisoire ou definitif. 



2- Decomptes 
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lls peuvent etre provisoires ou deflnitrfs, et comportent la quantite des travaux 
realisees periodiquement, les prix unitaires et done le prix total a payer a I’entreprise 
(ordonnancement) apres deduction dune retenue de garantie de 7%. 

3- Proces verbaux de reception 

Apr6s achfevement des travaux et 6tablissement du dernier attachement, un 
decompte definitif s’etablit accompagne d’une reception provisoire des travaux. Apres 
recoupment d’une annee, et si aucun anomalie d’ouvrage n’est constate, une reception 
definitif est a adressee a I’entreprise. 

4- Dossier de recolement 

Les travaux entPrement terminus, le repr^sentant de I’entreprise dispose de 30 jours 
pour remettre a I’ingenieur responsable le dossier de recolement. Ce dossier comprend : 

I’ensemble des plans et dessins ayant servi a la realisation du chantier; 
sur ces plans devront apparaitre toutes les modifications intervenues 
pendant I’execution; 

- une copie des ordres de service, des ordres d’arr§t, des ordres de reprise 
et des proems verbaux (piquetage, cotes de fouille, profils en long,,..etc); 
les photos prises pendant I’execution des parties d'ouvrages cachees ou 
recouvertes; elles sont souvent utiles en cas de litiges entre les deux 
parties ; 

les metres complets et detailles de tous les ouvrages ; ne seront porte sur 

ce metre que les quantites d’ouvrages prevus sur le marche ainsi que les 

modifications ayant fait I’objet d’un ordre de service ou d’un proc&s verbal 

dument accepts par I'ing^nieur; 

le detail estimatif chiffre ; 

le detail des travaux executes en regie ; 

la recapitulation detaillee des decomptes provisoires pergus ; 

le decompte definitif. 



